“हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज 

क्रमांक NAG-932 चे पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट 
असलेल्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणे..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०२१/प्र.क्र.१४१/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२.११.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक NAG-932 - 
8-१: Jamb - Andhalgaon Mohadi - Bhudari -Khadki - Khedepar- Lakhani - Pendhari - 
Palandur to Join SH ३५८ (SH ३६१) (From Km 0+000 to Km ६७--२००) Length ६६.४०० Km A- 
2: Jamb - Andhalgaon Mohadi - Bhudari -Khadki - Khedepar- Lakhani - Pendhari - 
Palandur to Join SH ३५८ (Link Road) (SH 3&9%)(From Km 0+000 to Km 0+(900) Length 0.900 
Km एकुण लांबी - ६७.१०० किमी अशी एकूण लांबी ७५.८२ कि.मी. या कामांना शासन निर्णय क्र. 
पीएलएन-२०१६/सीआर-२४५५/ नि-३, मंत्रालय, मुंबई, दि. ३० नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये रु. १९९.०८ 
कोटी (रुपये Val नव्याण्णव कोटी, आठ लक्ष फक्त) किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली. सदरच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्प किंमत-₹?0, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, भूसंपादन, 
इतर किंमत, सल्लागार शुल्क या बाबींचा समावेश आहे. 

मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी सदर कामासाठी रु.२५२.९३ कोटी 
इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केळे आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात Estimate project cost 
excluding escalation, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, सल्लागार शुल्क, वस्तु व सेवा कर (GSN), 
स्वतंत्र अभियंता नेमणूक, प्रत्यक्षात काम करतांना कमी जास्त झालेला खर्च या बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु. २५२.९३ कोटी (रुपये दोनशे बावन्न कोटी, त्र्याण्णव लक्ष, फक्त) इतक्या 
रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक NAG-932 चे पॅकेज अंतर्गत 
समाविष्ट असलेल्या कामांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रु. २५२.९३ कोटी (रुपये दोनशे बावन्न कोटी, 
त्र्याण्णव लक्ष, फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२१/प्र.क्र.१४१/रस्ते-५ 


As per EXCESS SAVING 
a As per ; 
Original ; Amountin | Amount in 
i ; Revised 
Administrative _ Lakhs Lakhs 
Administrative 
Sr.No. Particulars Approval 
Approval (A.A) 
(A.A) 
; Amount in 
Amount in 
Lakhs 
Lakhs 
शिका Civil Cost 9&9 3.00 १६९६०.१४ १६७.१४ | 0.00 __| 
he ॥_| Escalation @ 4% ८३९.६५ १५४६.५६ ७०६.९१ | 0,00 | 
Contingency Charges 9% of ८.७५ शिंगी 
pu शि १७६.३२ १८५.०७ 
Civil Cost (1+ II) 
IV Total Cost १७८०८.९७ १८६९१.७७ ८८२.८० Poo 
Additional Charges / णि १७८.०८ 
V Preoperative Charges on (IV) १७८.०८ pow 
x 1% 
Financing Charge on (IV x =. 293 (90 
VI 293.190 a 
०.६०) x 2% 
Interest during Construction _ 9240.92 
VII 9240.9 a 
(IDC) (IV x 0.) x 99.19% 
A Estimated Project Cost १९४५०.९३ १८६९१.७७ ८८२.८० १६४१.९६ 
Consultancy Charges (DPR 223.82 = 
VIII ? ges ( २१६.०८ ५००.०० = 
preparation charges 
Land Acqji. Tree cutting etc 9&4.00 शिक 
IX 900,00 24.00 
(Lumpsump) 
> Utility Services (Lumpsump) 400,00 369.99 ३५१६.११ | 0.00 
Xl Road Side Arboriculture ४१.०० | 0,00 | | 0.00 | ४१.०० 
| Be Total Cost १९९०८.०१ २३०७२.८८ ४८४७.८३ १६८२.९६ 
Cc Add 92% for GST Po 2229.00 2229.00 | 0.00 
em Add for Cost Variation (COS) Po fF -- | | 9.00 | | 0.00 
Grand Total Cost of Project १९९०८.०० २५२९३.८८ ७०६८.८३ १७२३.९६ 
Net Excess 4388.20 
Percentage of Excess २६.८५% 


नियोजन विभागाने अनौ.सं. २८५/२०२२/१४२३३ दि.०१.१२.२०२२ अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती 
प्रदान केलेली आहे. 


या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


विभाग, नागपूर यांची राहिल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 
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४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एच ७, ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली 
खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०३) हायब्रीड 
अँन्युईटी च्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी 
राज्यज्ञासनाचे अनुदान (कार्यक्रम) (५०५४५२४२) ५३ मोठी बांधकामे” या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये निर्गमित 
केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे- 


६.१ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 


६.२) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cve तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार 
समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


६.३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा 
प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी 
विभागाची राहील. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१७५२५७४४१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
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(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
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वित्त विभाग, (व्यय-११)मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा 

निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
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